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1. ALGEMEEN 
Artikel 1 Definities 
Artikel 2 Toepasselijkheid 

2. 1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden Werken zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en 
Overeenkomsten met betrekking tot (de aanneming van) Werken. 

2. 2 De Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 en/of 2012 of daarmee vergelijkbare 

voorwaarden zijn slechts (gedeeltelijk) van toepassing wanneer daarnaar door de Gemeente 
uitdrukkelijk wordt verwezen in het bestek, programma van eisen, Offerteaanvraag en/of de 
Overeenkomst. Ook in geval van tegenstrijdigheid van een der bepalingen uit desbetreffende 
algemene voorwaarden met die uit de Algemene Inkoopvoorwaarden Werken, prevaleren de 
bepalingen uit de Algemene Inkoopvoorwaarden Werken, tenzij anders is overeengekomen. 

2. 3 Van deze Algemene Inkoopvoorwaarden Werken kan slechts worden afgeweken, indien Partijen 

dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. 

2. 4 Indien een bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden Werken nietig is of vernietigd 

wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een 
nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling (en) overeen 
te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde 
bepaling(en) in acht worden genomen. 

2. 5 Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn 
algemene voorwaarden af. 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming Overeenkomst 

3. 1 De Gemeente kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen 
de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De Gemeente zal 
geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

3. 2 De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel 

langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op 
de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag. 
3. 3 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Gemeente een expliciete schriftelijke aanvaarding 

van de Offerte van de Contractant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de Contractant. De 
schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag 
ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet dat is genomen 
door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding ondertekend is 
door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, tweede 
lid van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de Gemeente is opgedragen. Op eerste 
verzoek van de Contractant legt de Gemeente een kopie van dit besluit over. 
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3. 4 Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of 

in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 

3. 5 Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de 

Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant. 

II. UITVOERING OVEREENKOMST 


Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant 

4. 1 De Contractant zal zijn verplichtingen voorvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking 

met de Gemeente nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant. 

4. 2 Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente en onder gelijke 

voorwaarden als tussen de Gemeente en Contractant geldt, kan de Contractant de uitvoering van 
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden al dan niet in samenwerking 
met Personeel van de Contractant. 

4. 3 De Contractant zal de Gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst 

en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht 
om de Gemeente direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden 
tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden. 

4. 4 De Contractant is verantwoordelijk voor het treffen en handhaven van de vereiste en geëigende 

veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid in het algemeen, overeenkomstig 
de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet Arbeidsomstandigheden. 
De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de Gemeente direct schriftelijk 
in te lichten zodra de veiligheid in het gedrang komt. 

4. 5 De Contractant garandeert ter zake de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van 

Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame 
personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen 
op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 
101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, 
(2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden. 

4. 6 De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als 

bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het 
eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die 
de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd. 

4. 7 De Contractant - inclusief Personeel van de Contractant - zal zich te allen tijde integer gedragen. 

De Gemeente is gerechtigd bij een ernstig vermoeden van integriteit om een audit te laten uitvoeren 
door een forensisch accountant. 

4. 8 De Contractant garandeert dat hij het Werk (in ieder geval) zal uitvoeren naar de eisen van goed 

en deugdelijk werk. 

4. 9 De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften 

bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de Gemeente met derden heeft 
gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Indien 
de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst 
voorleggen aan de Gemeente. 

4. 10 De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te 

informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en de Gemeente bij de uitvoering 
van de Overeenkomst. 

4. 11 Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de Gemeente zal 
de Contractant optreden als gemachtigde van de Gemeente. Eventuele gevolgen die door het in 
strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en 
risico van de Contractant. 

Artikel 5 Algemene verplichtingen Gemeente 

5. 1 De Gemeente zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor 
zover die nodig en aanwezig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. 

5. 2 De Gemeente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt. Het aangaan van een 
Overeenkomst laat haar publiekrechtelijke bevoegdheden onverlet. 

Artikel 6 Geheimhouding 

6. 1 Partijen verplichten zich om al wat bij de Offerteaanvraag en de uitvoering van de Overeenkomst 
ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden 
vermoed, op generlei wijze bekend te maken - inclusief via kanalen van sociale media - of voor 
eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak 
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tot bekendmaking noopt. Contractant zal op generlei wijze communiceren en/of contact opnemen 
met de media - inclusief sociale media - over Werken, Offerteaanvraag en/of Overeenkomst. 

6. 2 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten 

deze geheimhoudingsplicht na te leven. 

6. 3 Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere 

Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de 
Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 
ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van 
een aangetekend schrijven. 

6. 4 De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente Personeel van Contractant 

een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. 

6. 5 De Contractant is aan de Gemeente een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 20% 
van de waarde van de Overeenkomst per overtreding van (een van) de voorgaande leden, 

zonder rechtelijke tussenkomst. Deze bepaling laat alle andere rechten en vorderingen onverlet, 

waaronder de mogelijkheid om eventuele daadwerkelijke schade te verhalen. 

Artikel 7 Intellectueel eigendom 

7. 1 Alle IE-Rechten zijn eigendom van de Gemeente. 

7. 2 De Contractant draagt, indien en voor zover nodig, door het sluiten van de Overeenkomst de 

IE-Rechten onherroepelijk en onbezwaard en om niet over aan de Gemeente. De Contractant zal 
op eerste verzoek en om niet, medewerking verlenen om de overdracht van de huidige of 
toekomstige (aanspraken op) de IE-Rechten te realiseren, daaronder mede begrepen het tekenen 
van aanvullende akten of het registreren van rechten. 

7. 3 De Contractant heeft naast de prijs die voor de opdracht met de Gemeente is overeengekomen, 

geen recht op (extra) vergoeding voor en in verband met de overdracht van de IE-Rechten. 

7. 4 De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op 

de in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken. 

7. 5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen 

gebruiksrecht met betrekking tot de IE-Rechten. 

7. 6 De Gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het 

kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent dit 
voorbehoud. 

7. 7 De Contractant garandeert dat de IE-Rechten, het uitgevoerde Werk en al hetgeen daarmee 

gepaard gaat of daaruit resulteert vrij is van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het 
vrije gebruik daarvan door de Gemeente in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, 
merkrechten, modelrechten of auteursrechten van derden en vrijwaart de Gemeente tegen alle 
aanspraken van derden dienaangaande. 

7. 8 In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg 

met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het ongestoorde gebruik van de IE-Rechten 
en/of het geleverde zal kunnen voortzetten. 

7. 9 In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringsverplichting 
geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder 
tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures. 

Artikel 8 Wijziging Overeenkomst 

8. 1 Aanvullingen op en wijzigingen van de Overeenkomst binden de Gemeente slechts indien en 
voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

8. 2 In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. 

Artikel 9 Tijdstip van nakoming 

9. 1 De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de 
uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken 
en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd. Een melding van de Contractant 
voorafgaande aan het verstrijken van de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van 
desbetreffend Prestaties, dat desbetreffende termijnen zullen worden overschreden, geeft 
Contractant geen recht op uitstel van de overeengekomen termijnen en of data, tenzij schriftelijke 
anders overeengekomen. 

9. 2 De Contractant stelt de Gemeente schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van 

een eventuele vertraging en van de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging 
zoveel mogelijk te beperken. 
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Artikel 10 Toerekenbare tekortkoming 

10. 1 Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst 

en/of deze Algemene Inkoopvoorwaarden Werken, zal de andere Partij per aangetekend schrijven 
een ingebrekestelling aan de tekortkomende partij toesturen, alvorens gebruik te maken van de 
Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge 
het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim 
verkeert. 

10. 2 leder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is 
geraakt, behoudens voor zover ontbinding - gelet op de omstandigheid van het geval, waaronder 
de ernst van het verzuim - in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding 
geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 

10. 3 Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Gemeente indien en voor 

zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen 
en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig 
zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 11 Niet toerekenbare tekortkoming 

11.1 De Contractant kan zich jegens de Gemeente enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant 
de Gemeente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep 
op overmacht in kennis stelt. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en verzekering 

12.1 De Contractant is voor oplevering van het Werk aansprakelijk voor alle schade van de Gemeente 
of derden die ontstaat door of in verband met het sluiten of uitvoeren van de Overeenkomst en die 
ontstaat door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad 

van de wederpartij en/of van Personeel van Contractant en/of van personen waarvoor deze aansprakelijk 
is. 

12. 2 De Contractant is na oplevering van het Werk gedurende 5 jaar aansprakelijk voor alle schade 

van de Gemeente of derden die ontstaat door een gebrek dat is toe te rekenen aan de Contractant, 
en door de Gemeente redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan aan de 
Contractant binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het gebrek melding is gedaan. 

12. 3 De Contractant is na oplevering van het Werk gedurende 10 jaar aansprakelijk indien het Werk 

geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt 
dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkend de overeenkomst bedoeld is en dit 
slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare 
voorzieningen. 

12. 4 Indien de Gemeente opdracht verleent aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen 

zijn deze steeds ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens de Gemeente verbonden. 

12. 5 De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn - en 

gedurende voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden 
gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. 

12. 6 De Gemeente heeft ten behoeve van Werken een Constructie "AlI Risks" Verzekering afgesloten. 

Een kopie van deze polis wordt door de Gemeente verstrekt na verzoek van de Contractant. 

12. 7 De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van 
de Overeenkomst niet ten nadele van de Gemeente wijzigen, tenzij de Gemeente hiervoor haar 
expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

Artikel 13 Boete 

13. 1 Indien een boetebepaling is overeengekomen in de Overeenkomst, is deze boete zonder 
rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar. 

13. 2 De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de 
vordering van de Gemeente tot nakoming, het recht op schadevergoeding en het recht op de 
korting zoals omschreven in artikel 20.2 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden Werken. 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 

14. 1 Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden Werken en de Overeenkomsten, alsmede op de 
totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing. 
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14. 2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

14. 3 Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven 

in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de 
Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde 
rechter in het arrondissement waar de Gemeente gevestigd is. 

14. 4 De Contractant, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het derde lid van dit 

artikel genoemde rechtbank voorlegt, nadat de Gemeente zijn definitieve beslissing omtrent de 
eindafrekening schriftelijk ter kennis van de Contractant heeft gebracht, is niet ontvankelijk in 
hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien de Contractant het 
geschil later aanhangig maakt dan zes maanden nadat de Gemeente bij aangetekend schrijven 
de aandacht van de Contractant op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit 
uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken. 

III. FINANCIËLE BEPALINGEN 


Artikel 15 Prijzen 

15. 1 De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in 

Euro's. 

15. 2 De Contractant garandeert dat de afgegeven prijs alle Prestaties omvat die - direct of indirect - 

nodig zijn om de Overeenkomst uit te voeren. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen 
extra Prestaties, komen slechts voor vergoeding in aanmerking indien en voor zover dit uitsluitend 
aan de Gemeente is toe te rekenen. 

15. 3 De Contractant kan wijzigingen in prijzen, lonen, sociale lasten, belastingen en andere 

kostenbepalende factoren niet verrekenen. 

15. 4 Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, kan de Contractant 
aanspraak maken op vergoeding wegens kostenverhogende omstandigheden. 

Artikel 16 Facturering en betaling 

16. 1 Op de factuur vermeldt de Contractant: 

• de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, 
bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; 

• de naam van de contactpersoon binnen de Gemeente, de betreffende afdeling waarop de 
contactpersoon werkzaam is en het kenmerk van de Gemeente; 

• het factuuradres van de Contractant; 

• het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en 

• eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente. 

16. 2 Betaling op een G-rekening, via een depot bij de Belastingdienst of via rechtstreekse storting 

aan de Belastingdienst, vindt - overeenkomstig hetgeen hierover bij Overeenkomst is bepaald - 
plaats indien wettelijke vereist dan door de Gemeente wordt vereist. 

16. 3 De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur 

of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De Gemeente 
zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van Contractant betalen. 

16. 4 Indien het Werk niet beantwoord aan de Overeenkomst is de Gemeente bevoegd om de betaling 

naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

16. 5 Indien de Gemeente na verloop van twee weken sedert de dag waarop betaling uiterlijk had 

moeten plaatsvinden, deze nog niet heeft plaatsgevonden en een nadien door de Contractant 
verzonden schriftelijke aanmaning evenmin tot betaling heeft geleid, zal Contractant geen aanspraak 
kunnen maken op een verhoogde wettelijke rente. 

Artikel 17 Cessie en verpanding vorderingen 

17.1 Het is Contractant niet toegestaan om vorderingen die de Contractant ingevolge een Overeenkomst 
met de Gemeente heeft aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te 
dragen, tenzij de verpanding plaatsvindt in het kader van een gebruikelijke kredietovereenkomst met 
een bank. 

Artikel 18 Verrekening 

18. 1 De Gemeente heeft te allen tijde het recht om vorderingen op Contractant te verrekenen met 

het aan de Contractant verschuldigde. 
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18. 2 De Gemeente is gerechtigd de vorderingen welke de Gemeente jegens Contractant en/of andere 
tot hetzelfde concern als Contractant behorende vennootschappen heeft, te verrekenen met het 
aan Contractant verschuldigde ongeacht uit welke hoofde de Gemeente deze vordering op 
Contractant mocht hebben. 

Artikel 19 Meerwerk en minder werk 

19. 1 Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud 
en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de Gemeente. Meerwerk is Werk dat ontstaat 
door aanvullende eisen of gewijzigde inzichten van de Gemeente door wijziging van de 
Overeenkomst. 

19. 2 De Gemeente heeft het recht te verlangen dat Contractant meerwerk en minder werk verricht. 

De Contractant dient vervolgens binnen een afgesproken termijn en bij gebreke hiervan binnen 
veertien (14) kalenderdagen schriftelijk een prijsopgave te doen van het betreffende meewerk of 
minder werk. 

19. 3 Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals 

opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

19. 4 Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, 

verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme 
tarieven aan te bieden. 

IV. BEPALINGEN BETREFFENDE UITVOERING VAN WERKEN 


Artikel 20 Aanvang en oplevering van het Werk 

20. 1 De Contractant voert het Werk uit overeenkomstig het bij de Overeenkomst opgestelde tijdschema 

en levert het Werk op, op het tijdstip zoals vermeld in de Overeenkomst. 

20. 2 De Gemeente heeft het recht om wegens te late oplevering van het Werk aan de Contractant 

korting op de aanneemsom op te leggen. Het bedrag der kortingen wordt in het bestek bepaald, 
bij gebreke waarvan de korting 0,1% van de waarde van de Overeenkomst per kalenderdag 
bedraagt, met een minimum van € 500,— per kalenderdag. 

20. 3 Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien en voor zover het Werk overeenkomstig 

artikel 25van deze Algemene Inkoopvoorwaarden Werken door de Gemeente is opgenomen en 
de Gemeente hiervoor Goedkeuring heeft verleend. 

20. 4 De Gemeente heeft het recht de volgorde van de in het kader van Werk uit te voeren 

werkzaamheden te wijzigen ingeval dat wenselijk is in verband met de voortgang van het Werk, 
zonder tot vergoeding van schade en kosten aan Contractant te zijn gehouden. 

20. 5 Indien Contractant zijn Prestaties niet op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen het 
overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht de Gemeente hiervan onmiddellijk 
schriftelijk in kennis te stellen. Deze schriftelijke melding geeft Contractant geen recht op uitstel 
van de overeengekomen opleverdatum, tenzij schriftelijke anders overeengekomen. 

Artikel 21 Organisatie bouwplaats 

21. 1 De Contractant is gehouden de aanwijzingen op te volgen van de arbeidsinspectie alsmede van 
eventuele door de Gemeente ingeschakelde adviseurs met betrekking tot de organisatie van de 
bouwplaats, onder andere voor wat betreft de opslag en de veiligheid van uit te voeren Werk. 

21. 2 De door Contractant uit te voeren (werkzaamheden ten behoeve van de) Prestaties dienen binnen 

de op de bouwplaats geldende werktijden te geschieden, waarbij de (werknemers van) Contractant 
zich aanpassen aan de vakantie-, werk- en schafttijden van de Gemeente. 

21. 3 De Contractant dient regelmatig en tijdig de bouwplaats schoon te houden en waar nodig en 

indien en voor zover mogelijk haar medewerking te verlenen aan de Gemeente of derden die zijn 
ingeschakeld door de Gemeente aan het schoonhouden van de bouwplaats. Met name, is 
Contractant gehouden voor eigen rekening zijn gereedschappen en machines, alsmede bij de 
uitvoering van zijn Prestaties vrijgekomen Bouwstoffen, puin en bouwafval op legale wijze en 
behoorlijk op te ruimen. Opruiming van de gereedschappen, materieel en hulpmaterieel, alsmede 
bij de uitvoering van zijn Prestaties vrijgekomen Bouwstoffen, puin en bouwafval geschiedt in 
containers van Contractant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

21. 4 Indien Contractant - na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven van de Gemeente -zijn 

verplichtingen met betrekking tot de bouwplaats niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt, is 
de Gemeente gerechtigd de bouwplaats door een derde te laten opruimen en/of schoonmaken. 
De Gemeente is gerechtigd deze kosten te verhalen op Contractant. 

21. 5 De Contractant zal zodanige maatregelen nemen, dat tijdens de uitvoering van het Werk, op de 

bouwplaats geen bodemverontreiniging en/of milieuschade optreedt. Mocht als gevolg van 
onvoorziene calamiteiten toch bodemverontreiniging en/of milieuschade optreden dan is 
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Contractant gehouden tot het terstond nemen van passende maatregelen en het melden aan de 
Gemeente en aan het bevoegde gezag op grond van de Wet bodembescherming (Wbb). De 
Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor herstel in de oorspronkelijke 
situatie. De Contractant vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van derden dienaangaande. 

Artikel 22 Bouwstoffen, gereedschap, materieel en hulpmateriaal 

22. 1 De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor al het bij de uitvoering van 

de Overeenkomst te gebruiken - niet van de Gemeente afkomstige - Bouwstoffen, gereedschap, 
materieel en hulpmateriaal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

22. 2 De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de Bouwstoffen, 

gereedschap, materieel en hulpmateriaal en dient deze voor eigen rekening 
en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

22. 3 In te zetten Bouwstoffen, gereedschap, materieel en hulpmateriaal dienen te voldoen aan de 

geldende wet- en regelgeving, met name ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. 

22. 4 De Contractant zal - indien en voor zover de Gemeente hierom verzoekt - schriftelijk kunnen 

aantonen, dat zijn Bouwstoffen geleverd in het kader van de opdracht, voldoen aan de toepasselijke 
NEN- normen en/of het Besluit bodemkwaliteit en/of conform KOMO kwaliteitsverklaring en/of 
specifieke partijkeuring. 

22. 5 De eigendom van de Bouwstoffen, die voor het Werk bestemd zijn, gaat over op het moment 
van verwerking van de Bouwstoffen in het werk. De eigendom van Bouwstoffen die noodzakelijk 
zijn voor het realiseren van het Werk en niet gemakkelijk opnieuw kunnen worden gekocht door 
de Gemeente, gaat reeds over op het moment van levering van de Bouwstoffen en na Goedkeuring 
van de Gemeente. Dit leidt niet tot aansprakelijkheid van de Gemeente voor betalingen aan derden. 

Artikel 23 Levering Certificaten 

23. 1 Indien op basis van de Overeenkomst certificaten, attesten, garantiebewijzen en/of 
instructieboeken e.d. worden verlangd, zorgt de Contractant dat deze uiterlijk binnen 2 weken 
vóór oplevering van het Werk in het bezit van de Gemeente zijn, tenzij in de Overeenkomst een 
eerder tijdstip is genoemd. 

23. 2 De Contractant zorgt ervoor dat deze certificaten, attesten, garantiebewijzen en/of instructieboeken 
e.d. zijn opgesteld in de Nederlandse taal of stelt een vertaling - op kosten 

van de Contractant - beschikbaar. 

Artikel 24 Inspectie en Goedkeuring 

24. 1 De Gemeente en/of bouwdirectie is te allen tijde, derhalve ook tussentijds, gerechtigd om 
(gedeelten van) de Prestaties te keuren, te (doen) opnemen en/of beproeven en de Contractant 
verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de Gemeente voor bepaalde Prestaties haar 
Goedkeuring heeft verleend, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien 
van die Prestaties. 

24. 2 De kosten van deze inspectie komen ten laste van Contractant ingeval het Werk door de Gemeente 

en/of de bouwdirectie van het Werk worden afgekeurd. 

24. 3 Inspectie of Goedkeuring ontslaat Contractant niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals 
deze voortvloeit uit de Overeenkomst, de wet en/of de Algemene Inkoopvoorwaarden Werken. 

Artikel 25 Opneming en Goedkeuring 

25. 1 De Opneming van het Werk geschiedt op een - tot de Gemeente - gerichte schriftelijke aanvraag 
van de Contractant waarin Contractant aangeeft op welke moment het Werk gereed zal zijn. 

25. 2 De Opneming van het Werk geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 1 van dit artikel bedoelde 

datum van gereed melding. 

25. 3 Nadat het Werk is opgenomen, deelt de Gemeente zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Contractant 

mede of Goedkeuring is verleend voor het Werk. Indien de Gemeente geen Goedkeuring verleend, 
geeft zij gemotiveerd aan waarom de Goedkeuring wordt onthouden. 

25. 4 De heropneming na onthouding van Goedkeuring geschiedt conform bovengenoemde bepalingen 

uit dit artikel en geheel voor rekening van Contractant. 

25. 5 De Contractant zal het afgekeurde Werk en/of onderdelen daarvan herstellen of vervangen, 

zonder dat de Gemeente tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn. 

25. 6 Opneming en Goedkeuring ontslaat Contractant niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, 

zoals deze voortvloeien uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst of de geldende wet- en 
regelgeving. 
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25. 7 Indien de Gemeente geen Goedkeuring verleend van (een gedeelte van) het Werk is de Gemeente 

gerechtigd de betaling van (een gedeelte van) het Werk op te schorten. 

25. 8 Indien de Gemeente de opneming en goedkeuring van (bepaald) meerwerk apart wenst te laten 
plaatsvinden, doet zij hiervan schriftelijke mededeling aan de Contractant. Meerwerk zal in dat 
geval pas als opgeleverd worden beschouwd, indien het overeenkomstig lid 1 tot en met 7 van 
dit artikel is opgenomen en goedgekeurd 

Artikel 26 Garanties 

26. 1 Indien en voor zover een garantietermijn niet in de Overeenkomst voor (onderdelen van) het 
Werk is bepaald, wordt door Contractant een garantie verstrekt op (de deugdelijkheid van) Prestaties 
en gebruikte Bouwstoffen voor een periode van 5 jaar, ingaande de dag van het einde van de 
onderhoudstermijn. 

26. 2 Onverminderd de overige aanspraken van de Gemeente, zal Contractant de Gemeente alle 

tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor eigen rekening en in overleg met de 
Gemeente zo spoedig mogelijk herstellen. 

26. 3 Indien Contractant een gebrek - na een schriftelijke ingebrekestelling per aangetekend schrijven 

van de Gemeente - niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk herstelt, is de Gemeente - na schriftelijke 
kennisgeving - gerechtigd het gebrek door een derde te laten herstellen. De Gemeente is gerechtigd 
deze kosten te verhalen op Contractant. 

26. 4 Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het desbetreffende gedeelte 
van de Prestaties de (overeengekomen) garantietermijn opnieuw lopen, vanaf de dag dat de 
herstelwerkzaamheden door Contractant zijn opgeleverd. De herstelwerkzaamheden worden als 
opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 25 van de Algemene Inkoopvoorwaarden 
Werken zijn opgenomen en goedgekeurd. 

Artikel 27 Onderhoudstermijn 

27. 1 Indien de onderhoudstermijn niet in de Overeenkomst is bepaald, eindigt de onderhoudstermijn 
twaalf (12) maanden na oplevering van het Werk. 

27. 2 De Contractant is gehouden alle gebreken, welke zich in de onderhoudsperiode voordoen, in 

overleg met de Gemeente binnen een door de Gemeente nader te stellen termijn voor zijn rekening 
en risico te herstellen. Heropneming, herkeuring, herbeproeving of herlevering geschiedt conform 
de artikelen 25.1 tot en met 25.3 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden Werken. De kosten van 
heropneming, herkeuring, herbeproeving of herlevering zijn voor rekening van Contractant. 

27. 3 Indien Contractant naar het oordeel van de Gemeente de gebreken - welke zich in de 

onderhoudsperiode voordoen - niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk wegneemt, staat het de 
Gemeente vrij om - na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven van de Gemeente - al het 
nodige te verrichten om de gebreken hersteld te krijgen. De Gemeente is onder meer, doch niet 
uitsluitend gerechtigd om de herstelwerkzaamheden door een derde te laten verrichten en alle 
daaraan verbonden kosten aan Contractant in rekening te brengen. 

27. 4 Na afloop van de onderhoudstermijn zal het Werk wederom worden opgenomen om te 

constateren, of de Contractant aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

27. 5 Na het verstrijken van de toepasselijke onderhoudstermijn, blijft Contractant gedurende een 
periode van vijf jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken, ingaande de dag waarop de 
onderhoudstermijn eindigt. Gedurende een periode van tien jaar blijft Contractant aansprakelijk 
voor ernstige gebreken, ingaande op de dag waarop de onderhoudstermijn eindigt. 

Artikel 28 Uitbesteding en inlening Personeel 

28. 1 Het is Contractant niet toegestaan het Werk of delen daarvan aan derden uit te besteden en/of 
met behulp van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten te doen uitvoeren en/of 
buitenlandse werknemers of onderaannemers te Werk te stellen, dan na de schriftelijke 
toestemming van de Gemeente en slechts op gelijke voorwaarden als tussen Contractant en de 
Gemeente gelden 

28. 2 Bij toestemming zijn de condities volgens de Nederlandse arbeidswetgeving van toepassing. 

Toestemming van de Gemeente laat de verplichtingen van Contractant uit de Overeenkomst 
onverlet. 

28. 3 Indien Contractant haar werkzaamheden of delen daarvan geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren 

door derden, is Contractant verplicht een projectverantwoordelijke op het Werk aan te stellen. 

28. 4 De Gemeente heeft het Personeel van de Contractant die zich bij de uitvoering van de opdracht 

bedient van het Werk te sturen en hen verdere toegang tot het Werk te ontzeggen, indien zij zich 
niet aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen, aan de voorschriften die bij of 
krachtens wet of verdrag gelden of aan de aanwijzingen van de Gemeente houden. De Contractant 
vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van derden dienaangaande. 
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28. 5 De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale 
zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen ('UWV'). De Contractant vrijwaart de Gemeente 
tegen alle aanspraken terzake. De Contractant zal indien wettelijk vereist dan wel door de Gemeente 
wordt vereist - met een G-rekening werken. Indien de Gemeente geconfronteerd wordt met een 
naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de Contractant. 

Artikel 29 Identificatieplicht 

29. 1 De Contractant en Personeel van de Contractant dienen zich te houden aan alle voorschriften 
die voortvloeien uit de Wet op de Identificatieplicht (WID) en de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). 
De Contractant dient Personeel van de Contractant te wijzen op de in de WID en WAV opgenomen 
voorschriften alsmede op de in dit artikel genoemde verplichtingen. 

29. 2 De Contractant garandeert dat tijdens op de bouwplaats geldende werktijden op het Werk een 

persoon aanwezig is die zowel Nederlands als in de betreffende vreemde taal met Personeel van 
de Contractant kan communiceren. 

29. 3 Personeel van de Contractant zijn gehouden aan te kunnen tonen dat arbeid voor hen vrij is 

toegestaan of dienen te beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning wanneer zij 
niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit, Zwitserse nationaliteit of de nationaliteit van 
een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) met uitzondering van Bulgarije 
en Roemenië. 

29. 4 Personeel van de Contractant dienen altijd (ook op de werkplek) een geldig identiteitsbewijs en, 

voorzover van toepassing, een geldige tewerkstellingsvergunning, te kunnen tonen. De Gemeente 
kan hen hierop periodiek (steekproefsgewijs) controleren. Indien een vereist document ontbreekt, 
zal de Gemeente hem de toegang tot het Werk ontzeggen of van het Werk (doen) verwijderen. 
Indien de Gemeente hierdoor schade lijdt, zal deze schade volledig op Contractant worden verhaald. 

29. 5 De Contractant zal op eerste verzoek van de Gemeente alle documenten, waaronder 

identificatiegegevens, waarvan de Gemeente in het kader van de WID, WAV een afschrift verlangt, 
aan de Gemeente overleggen. 

29. 6 De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen eventueel aan de Gemeente opgelegde boetes als 
gevolg van overtreding van de WID en WAV door Personeel van de Contractant. Dit geldt ook 
voor de eventueel uit de overtreding voortvloeiende schade (als inkomensderving of aanspraken 
van derden). 

Artikel 30 Kabels en leidingen 

30. 1 De Contractant stelt zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst wordt begonnen op 
de hoogte van alle relevante feiten en/of omstandigheden, meer in het bijzonder van de ligging 
van kabels en/of leidingen, op het terrein en/of in de gebouwen waar het Werk zal worden 
uitgevoerd. 

30. 2 De Contractant verbindt zich tegenover de Gemeente de Wet informatie-uitwisseling 

ondergrondse netten (WION) in alle opzichten na te leven. De Contractant draagt tijdig zorg voor 
de noodzakelijke meldingen bij het Kabel en Leidingen informatie Centrum (KLIC). 

V. EINDE OVEREENKOMST 


Artikel 31 Opzegging 

31.1 De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn 
zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan 
de Gemeente de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede 
gelet op de duur van de Overeenkomst. 

Artikel 32 Ontbinding 

32. 1 leder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 

• Artikel 6 Algemene Inkoopvoorwaarden Werken wordt geschonden; 

• De andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft 
genomen; 

• De zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het 
sluiten van de Overeenkomst; 

• Ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al 
dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend; 
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• De andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt; 

• De andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien 
kalenderdagen. 

32. 2 Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven 

te geschieden. 

32. 3 In geval van ontbinding door de Gemeente als bedoeld in lid 1 is de Gemeente geen vergoeding 

verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht. Eventuele 
aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan de 
Gemeente, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald. 

Artikel 33 Vernietiging 

33.1 Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke 
verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven. 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur op 
16 december 2014 

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur. 

De secretaris De burgemeester 

Mw. B. Silvis-de Heer Mw. H. van Rijnbach-de Groot 
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